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2016 


Bekostigingsbesluit "aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA 
Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23" 
gemeente Noordoostpolder 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016, 363828-1; 

Overwegende: 

dat de kosten in verband met aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voortvloeiende uit de 
realisering van het plan "Aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 
41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23" zoveel mogelijk naar evenredigheid van 
verkregen profijt dienen te worden omgeslagen over vijf onroerende zaken, aangemerkt op de 
gewaarmerkte kaart van het bekostigingsgebied, die als gevolg van deze voorzieningen gebaat 
zijn; 

dat kostenverhaal voor de aanleg van de riolering conform het plan bij voorkeur plaatsvindt op 
basis van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met de eigenaren van betrokken gronden; 
dat betrokken eigenaren te zijner tijd een aanbod zullen ontvangen om met de gemeente een 
exploitatieovereenkomst aan te gaan; 

dat, het nemen van dit bekostigingsbesluit een waarborg is voor het, indien noodzakelijk, verhalen 
van kosten; 

gelet op het bepaalde in artikelen 6.2 lid 1 en 6.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening. 


BESLUIT: 

1. Dat het gebied waarbinnen het plan "Aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA 
Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23" gerealiseerd wordt: 

a. weergegeven staat op bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaart, zoals op¬ 
genomen in de bijlage, 

b. zich binnen dit gebied onroerende zaken bevinden die gebaat worden door met medewerking 
van de gemeente of door de gemeente te treffen voorzieningen, 

c. de kosten van die voorzieningen voor de aanleg van de riolering met in begrip van bijbeho¬ 
rende werken wordt begroot op € 810.000 zoals weergegeven in bijbehorende bijlage 

d. van dat bedrag in totaal € 119.030 verhalen op de vijf eigenaren van de betreffende percelen. 

2. Dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als "Bekostigingsbesluit aanleg riolering 
vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot 
Kuinderweg 23"; 

3. Voor de aanleg riolering Oosterringweg een investeringskrediet van € 810.000 beschikbaar stellen. 

4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 februari 2016. 

De griffier ; 
de voorzitter. 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 


Bekostigingsbesluit aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA KOSTENBEGRO- 
TING 


Project: Drukriolering Oosterringweg te Luttelgeest 




Raming van de kosten 

J.A. vellekoop 


d.d. 02-12-2015 








Code 

Werkzaamheden 

hoeveelh. 

eenheid 

prijs p/eenh 

subtotaal 

totaal 

1.00 

Drukriolering PE 100 PN 10 






1.01 

Sleuf drukriool (ontgraven en aanvullen) 

4760 

ml 

€ 

8,00 

€ 

38.080,00 


1.02 

Aanbrengen drukriool PE 0 63 mm (minigemalen tot hoofddrukriool) 

305 

ml 

€ 

6,00 

€ 

1.830,00 


1.03 

Aanbrengen drukriool PE 0 75 mm (overige gemalen met 2 pompen) 

45 

ml 

€ 

10,00 

€ 

450,00 


1.04 

Aanbrengen drukriool PE 0 90 mm (vanaf Levell tot Oosterringweg) 

530 

1 ml : i 

€ 

13,00 

€ 

6.890,00 


1.05 

Aanbrengen drukriool PE 0 110 mm (vanaf AZC tot Kuinderweg) 

330 

ml 

€ 

19,00 

€ 

6.270,00 


1.06 

Aanbrengen drukriool PE 0 125 mm (vanaf Kuinderweg tot gemaal L.) 

3550 

ml 

€ 

25,00 

€ 

88.750,00 


1.07 

Aanbrengen spiegellassen (h.o.h. 100 ml) 

50 

st 

€ 

50,00 

€ 

2.500,00 


1.08 

Aansluiting 0 110 mm op 0 125 

1 

st 

€ 

500,00 

€ 

500,00 


1.09 

Aansluiting 0 90 mm op 0 125 

1 

st 

€ 

500,00 

€ 

500,00 


1.10 

Aansluiting 0 63 mm en 0 75 mm op 0 110 en 0 125 

14 

st 

€ 

400,00 

€ 

5.600,00 


1.11 

Aansluiten PE 0 110 op bestaande gemaal AZC 

1 

F st j 

€ 

700,00 

€ 

700,00 


1.12 

Testen leidingwerk (tot aan ontvangput) 

4760 

[T7 ml J"'j 

€ 

1,00 

€ 

4.760,00 








€ 

156.830,00 

2.00 

Sleufloos aanbrengen (incl. graven werkputten) 






2.01 

Gestuurde boring tbv PE 63 mm incl. mantelbuis (5 st.) 

95 

ml 

€ 

60,00 

€ 

5.700,00 


2.02 

Gestuurde boring tbv PE 75 mm incl. mantelbuis 


F? mi r ; j 


€ 


2.03 

Gestuurde boring tbv PE 90 mm incl. mantelbuis (Kuinderweg) (4 st.) 

60 

ml 

€ 

70,00 

€ 

4.200,00 


2.04 

Gestuurde boring tbv PE 110 mm incl. mantelbuis (2 st.) 

65 

ml 

€ 

80,00 

€ 

5.200,00 


2.04 

Gestuurde boring tbv PE 125 mm incl. mantelbuis (21 st.) 

420 

ml 

€ 

100,00 

€ 

42.000,00 


2.05 

Gestuurde boring tbv PVC 125 mm tpv vrijverval aansluitingen (7 st.) 

175 

ml 

€ 

100,00 

€ 

17.500,00 


2.06 

Bronbemaling putten tpv boringen (39 boringen) 

78 

st ■ 

€ 

300,00 

€ 

23.400,00 








€ 

98.000,00 

3.00 

Vrijvervalriolering op eigendom (excl. deel in gestuurde boringen) 






3.01 

Grondwerk vrijverval riolering (ontgraven en aanvullen) 

450 

ml 

€ 

12,00 

€ 

5.400,00 


3.02 

Bronbemaling vrij verval riool 

450 

ml 

€ 

5,00 

€ 

2.250,00 


3.02 

Aanbrengen PVC 0 125 mm SN8 

450 

ml 

€ 

15,00 

€ 

6.750,00 


3.04 

Aanbrengen polyester inspectieput 0 600 incl. putkop 

28 

st 

€ 

800,00 

€ 

22.400,00 








€ 

36.800,00 


4.00 

Aanpassen dammen particulieren 






4.01 

Verlengen duikers 400 mm, ca. 5 meter 

12 

st 

€ 

350,00 

€ 

4.200,00 


4.02 

Aanbrengen grond en afwerken bermen 

12 

st 

€ 

450,00 

€ 

5.400,00 








€ 

9.600,00 

5.00 

Dammen in berm- of kavelsloot 






5.01 

Sloot tpv dam opschonen en dam aanbrengen 

5 

st 

€ 

450,00 

€ 

2.250,00 


5.02 

Duiker 400 mm, lengte ca. 8 ml 

5 

st 

€ 

300,00 

€ 

1.500,00 


5.03 

Tpv slootkruising bodembeschermingsmat toepassen 

3 

st 

€ 

300,00 

€ 

900,00 








€ 

4.650,00 

6.00 

Gemalen met dubbele pompinstallatie 






6.01 

Gemaal afm. inw. 1500x1500 dubbele pomp (Levell & Orchideeenhoeve) 

2 

st 

€ 

20.000,00 

€ 

40.000,00 



Incl put ,besturingskast, telemetrie en engeneering 






6.02 

Gemaal afm. inw. 1500x1500 dubbele pomp (ForellenFarm en nr.31) 

2 

st 

€ 

15.000,00 

€ 

30.000,00 



Incl put ,besturingskast, radius meldsysteem en engeneering 






6.03 

Geurfilter 


st 

€ 

5.000,00 

€ 


6.04 

Doorspuitvoorzieningen 110 mm, 90 mm en 125 mm 

3 

st 

€ 

3.000,00 

€ 

9.000,00 








€ 

79.000,00 

7.00 

Minigemalen 






7.01 

Gemaal afm. inw. 1000x1000 enkele pomp 

9 

st 

€ 

10.000,00 

€ 

90.000,00 



Incl put ,besturingskast, radius en engeneering 






7.02 

Geurfilter 

0 

st 

€ 

5.000,00 

€ 


7.03 

Doorspuitvoorzieningen 63 mm (bij nr. 40) 

1 

st 

€ 

2.000,00 

€ 

2.000,00 


7.04 

Meeleggen electra kabel ivm clusteren stroomaansluitingen (7 trace's ) 

1750 

ml 

€ 

5,00 

€ 

8.750,00 








€ 

92.000,00 

8.00 

Aansluiting gemaal Luttelgeest 






8.01 

Aanbrengen PE ontvangput voor gemaal (met stortbuis) 

1 

st 

€ 

1.500,00 

€ 

1.500,00 


8.02 

Aansluiten persleiding op ontvangput 

1 

st 

€ 

500,00 

€ 

500,00 


8.03 

Verbinding ontvangput en gemaal 

1 

st 

€ 

1.000,00 

€ 

1.000,00 








€ 

3.000,00 

9.00 

Bestratingen en tuinen 






9.01 

Opbreken en herstellen t.p.v. inritten particulieren (12st. x 10 m2) 

120 

m2 

€ 

15,00 

€ 

1.800,00 


9.02 

Opbreken en herstellen tuinen particulieren (450 ml x4) 

1800 

m2 

€ 

6,00 

€ 

10.800,00 


9.03 

Opbreken en herstellen straatwerk Luttelgeest (210 ml x3) 

630 

m2 

€ 

15,00 

€ 

9.450,00 
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9.04 

Opbreken en herstellen groenvrz in Luttelgeest 

360 

m2 

€ 

7,00 

€ 

2.520,00 








€ 

12.600,00 

11.00 

Algemeen 






11.01 

Afwerken, frezen en inzaaien bermen/sleuven e.d. (tracé 3 m breed) 

14280 

m2 

€ 

1,50 

€ 

21.420,00 


11.02 

Maken proefsleuven (tracé hoh 100 m) 

50 

st 

€ 

80,00 

€ 

4.000,00 


11.03 

Voorzieningen treffen bestaande kabels en ledingen 

1 

euro 

€ 

4.000,00 

€ 

4.000,00 


11.04 

Verkeersmaatregelen, toepassen rijplaten e.d. 

1 

euro 

€ 

4.000,00 

€ 

4.000,00 


11.05 

Voorzieningen bereikbaarheid percelen/voordeuren particulieren 

1 

euro 

€ 

1.000,00 

€ 

1.000,00 


11.05 

Maken revisietekening 

1 

euro 

€ 

1.500,00 

€ 

1.500,00 








€ 

35.920,00 


Subtotaal 





€ 

549.120,00 


Onvoorzien/stelpost 8% van subtotaal 





€ 

43.929,60 


Bouwkosten 





€ 

593.049,60 


Aannemerskosten 15% van bouwkosten 





€ 

88.957,44 


Aanneemsom excl. BTW 





€ 

682.007,04 


Kosten derden 







Stroomaansluiting gemalen (inschatting) (gemalen combineren) 

8 

st 

€ 

1.500,00 

€ 

12.000,00 



Aanpassen kabels en leidingen i.v.m. tracédrukte (inschatting) 

1 

euro 

€ 

10.000,00 

€ 

10.000,00 



Vergunning provincie Flevoland (aanlegvergunning Oosterringweg) 

1 

euro 

€ 

3.000,00 

€ 

3.000,00 



Vergunning waterschap ZZL (verbreden dammen, kruisen sloten) 

1 

euro 

€ 

3.000,00 

€ 

3.000,00 



Notariskosten: akte recht van opstal gemalen en leidingwerk 

18 

rr st 

€ 

500,00 

€ 

9.000,00 



Tegemoetkoming kosten aan particulieren tbv plaatsen gemaal 

13 

st 

€ 

200,00 

€ 

2.600,00 



Engineering 8% van aanneemsom (voorbereiding, begeleiding, advisering) 




€ 

54.560,56 



Totaal derden 





€ 

94.160,56 


Risico/onvoorzien 5% van aanneemsom 





€ 

34.100,35 


Totaalkosten excl. BTW 





€ 

810.267,96 


Totaalkosten excl. BTW afgerond 





€ 

810.000,00 
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